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ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

Αριθμ. Φ34/42/3550 

Ο Δήμαρχος Κυθήρων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των ν. 3263/2004 και 1418/1984 και των εκτελε¬ 
στικών αυτών διαταγμάτων 609/1985 και 171/1987, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα και τους όρους 
της εγκεκριμένης μελέτης 78/2005 της Τ.Υ.Δ.Κ. Πειραιά, 
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙ¬ 
ΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΛΙΝΑΡΟΒΡΟΧΙΑ. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που 
δημοπρατούνται ανέρχεται σε 124.000,00 συν Φ.Π.Α. 
23.560,00 ευρώ. Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ με κωδικό 6525, με υπάρχουσα πίστωση για το 
έτος 2005 40.000,00 ευρώ και για το έτος 2006 39.000,00 
ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο του Δημοτικού Δι¬ 
αμερίσματος Ποταμού, του Δήμου Κυθήρων, την Δευτέρα 
19 Δεκεμβρίου 2005 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10.00 π.μ. 

Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας ή ακύρωσης για 
οποιοδήποτε λόγο, αυτή θα επαναληφθεί την Πέμπτη 22 
Δεκεμβρίου 2005 με ώρα λήξης 10.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΤΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή κατηγορίας Η/Μ έργων αγωγών υπό πί¬ 
εση (για την 2η τάξη εφόσον έχει δηλωθεί ως έδρα της 
επιχείρησης ο νομός που εκτελείται το έργο). 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες συμβάσεις ( Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτικών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 


γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και 
ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β, και γ, σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 ( κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας. 

α. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεοιν για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έρ¬ 
γου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

β. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι εκα¬ 
τόν είκοσι (120) ημέρες. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε (2% επί του προϋ¬ 
πολογισμού μελέτης χωρίς το ΦΠΑ) και κατατίθεται με 
γραμμάτιο ταυ Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνο)ρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ. 

Το όριο του ποσοστού έκπτωσης πάνω από το οποίο ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης (σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
ν. 3263/2004) καθορίζεται σε 15%. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στον 
Δήμο Κυθήρων (τηλ. 27360 33219). Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης 
τις εργάσιμες ημέρες από 12.12.2005 μέχρι 16.12.2005 και 
κατά τις ώρες 10.00 έως 12.00 π.μ. 

Κύθηρα, 22 Νοεμβρίου 2005 
Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΣΙΩΝΟΣ 

Ο Δήμαρχος Λασιώνος προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες ποοσφορές για την κατα¬ 
σκευή του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης ΔΔ. 
Δήμου Λασιώνος» με το σύστημα του επιμέρους ποσο¬ 
στού έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του τιμολογίου της 
Μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 
4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 και 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 218/1999 και 
το ν. 2940/2001, προϋπολογισμού 273.109,76 € και συνολι¬ 
κού προϋπολογισμού με Αναθεώρηση και φ.Π.Α. (51.890,76 
€) 325.000,00 με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ στα 
πλαίσια του Μέτρου 6.2.3 «Συγκρότηση Ορεινών κέντρων 
- Βελτίωση Ποιότητας Ζωής». 

Το έργο εντάχθηκε στο Γ' ΠΕΠ/ΔΕ 2000-2006 με την υπ’ 
αριθμ. 12022/1.11.2006 απόφαση του ΓΓ ΠΔΕ. Η κοινοτική 
συμμετοχή ανέρχεται σε ποσοστό 75% και καλύπτεται 
από το ΕΓΤΠΕ-Π/ή ΕΤΠΑ (ένα από τα δύο) ενώ σε 25% 
ανέρχεται η κρατική συμμετοχή. Η απόδοση των πιστώ¬ 
σεων θα γίνει με χρηματοδότηση του Δήμου μέσω της 
ΣΑΕΠ 001/3 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, στην οποία 
έχει εγγράφει το έργο με ενάριθμο. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29.12.2005 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό 
Κατάστημα στην έδρα του Δήμου Λασιώνος του Ν. Ηλείας 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 5.1.2005 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πιστώσεις ΕΤΠΑ - Γ' 
ΚΠΣ με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2005 325.000,00 
ευρώ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρεί¬ 
ται στη ΓΓ ΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικών. 

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας Υδραυλικά και τάξη Α2 του ΜΕΕΠ και άνω για έργα 
κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύ¬ 
ει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) βάσει του ν. 
2940/2001 και της υπ’ αριθμ. Δ17α/02/59/Φ.Ν.430/8.8.2002 
απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 1081/20.8.2002). 

- Επίσης γίνονται δεκτές και Επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στα Νομαρχιακά Μητρώα για αντίστοιχα έργα, που 
ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 225/1993 
(ΦΕΚ Α' 91). 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του π.δ. 
410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκαν, 
συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και του 
ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 5.390,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά¬ 
γραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 


Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου εκατόν ογδό¬ 
ντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Λασιώνος στο Δημαρχείο στο Πανόπουλο του 
Ν. Ηλείας (Αρμόδιος: Καρράς Χρήστος τηλ. 26240/61882) 
ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας Κόκκινου 1 Μανωλοπούλου (Αρ¬ 
μόδιος Λεωνίδας Ζέκιος τηλ. 26210/22492) τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδιαφερο¬ 
μένους μέχρι και 2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 
διεξαγωγής της δημοπρασίας και το αργότερο εντός της 
επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή σχετικής 
αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας. 

Πανόπουλο, 22 Νοεμβρίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 
Αριθμ. 4907 

Ο Δήμαρχος Σκύρου προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία, 
με το σύστημα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης -αριθμητικά 
και ολογράφως - στις τιμές του τιμολογίου των ομοειδών 
ομάδων εργασιών όπως φαίνονται στη μελέτη και έλεγχο 
ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 «περί κατασκευής Δημοσίων 
Έργων, για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΥΡΟΥ» με την 
προϋπόθεση μη αποδοχής αρνητικής έκπτωσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του π.δ/τος 609/1985, 
το ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων», το ν.2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του 
ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις», το π.δ. 171/1987, το π.δ. 
23/1993, το ν.2576/1998. Ειδικότερα εφαρμογή έχουν η παρ. 
δα του άρθρου 1 του ν. 2229/1994 για χαμηλές προσφορές, 
το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. υπουργικής απόφασης προσδιο¬ 
ρισμού του συντελεστή ρ ή υπ’ αριθμ. Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402 
του ν.2576/1998 ή υπ’ αριθμ. Δ17α/05/42/Φ1402/2.8.2000, η 
εγκύκλιος 27/1998, το π.δ. 609/1985, το ν. 2940/6.8.2001 και 
την υπ’ αριθμ. Δ17α/03/45/ΦΝ 430/30.8.2001 εγκύκλιος 22 του 
ΠΕΧΩΔΕ. Γ ια το Μ.Τ. το ρ των υπολογισμών από ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ - Δεκαδικά υπολογισμού ποσοστού εκπτώσεων Δύο 
(2) - Δεκαδικά γινομένων για ομαλότητα Μηδέν (0). 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.613,12 €. 

(Η πιθανή αναθεώρηση και ο ΦΠΑ, περιλαμβάνεται στον 
προϋπολογισμό του έργου). 

(Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ 30.613,12 ευρώ, η οποία 
προέρχεται από πιστώσεις του τοπικού αναπτυξιακού 
προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ - ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΙΝΑΙ: 
3.393,13 ευρώ. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 15.12.2005 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την 15.12.2005, τότε θα διενεργηθεί την 
19.12.2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς, εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικά 
προκειμένου για εργοδηγούς εμπειροτέχνες βεβαίωση 
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της Δ.Τ.Υ.-ΝΑΕ για την εγγραφή στα Νομαρχιακά μητρώα 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΕΔΖα/01/27/φη294 
απόφασης Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων, καθώς και το σχετικό πτυχίο ή πιστο¬ 
ποιητικό εμπειρίας 

β. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Ά1 τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικά 
γενικώς. 

γ. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (ΣΔ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις κα¬ 
λούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

δ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της 
ΣΔ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα 
με το δημοπρατούμενο. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία, κα¬ 
θορίζεται σε ποσοστό 2% στον δημοπρατούμενο προ¬ 
ϋπολογισμό, δηλαδή στο ποσό των 522 € και πρέπει να 
απευθύνεται προς Ο.Τ.Α. Σκύρου και να βεβαιώνεται με 
την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρα¬ 
καταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνω¬ 
ρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, συνταγμένη σύμφωνα 
με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο (άρθρα 23 και 27 
παρ. 6 του π.δ. 609/1985). Οι παραπάνω εγγυητικές, ΔΕΝ 
επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος μικρότερη από 
90 (ενενήντα) ημέρες. 

Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων, θα 
συμπληρώνονται ΜΟΝΟ επί του εντύπου που χορηγεί ο 
Δήμος ΣΚΥΡΟΥ. 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Σκύρου 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (τηλ.: 22220- 91206) Τ.Κ. 
34007 ΣΚΥΡΟΣ. 

Σκύρος, 22 Νοεμβρίου 2005 
Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

-♦- 

(4) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Αριθμ. 15911 

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 725/29/11.11.2005 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου του Γ ενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, προκηρύσσει 
Δημόσιο Ανοικτή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφοράς 
και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά 
για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. Προϋπολογισμός δαπάνης 
264.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Ψ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 29 Δεκεμβρίου 2005 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές θα πρέπει 
να έχουν κατατεθεί μέχρι την 28 Δεκεμβρίου 2005, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για την αναλυτική 


προκήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο γραφείο Προμηθειών κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24310-35157. 
Αντίτιμο τεύχους 20,00 ευρώ. 

Τρίκαλα, 23 Νοεμβρίου 2005 
Ο Διοικητής 

ΜΑΝΘΟΣ ΑΠ. ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

Η Δημοτική ΕπιχείρησηΎδρευσης Αποχέτευσης Αμπελώνα 
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) προκηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία και 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 4 παράγραφος 
4.β του Ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του Π.Δ.609/1985), επιλογή 
αναδόχου, σύμφωνα με το Ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του 
διατάγματα και το ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, 
για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΡΟΔΙΑΣ» προϋπολογισμού δημοπράτησης 
440.300,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός 
για καθορισμό πτυχίων 366.605,45 Ευρώ, για αναθεώρηση 
3.394,55 Ευρώ και για Φ.Π.Α. 70.300,00 Ευρώ). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δημοτικής 
ΕπιχείρησηςΎδρευσης Αποχέτευσης Αμπελώνα (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 
τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2005 με ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών 10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δε διεξαχθεί την 
ημέρα αυτή, τότε θα διεξαχθεί τη Πέμπτη 1 5 Δεκεμβρίου 
2005 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. στα 
γραφεία της Δημοτικής ΕπιχείρησηςΎδρευσης Αποχέ¬ 
τευσης Αμπελώνα (Δ.Ε.Υ.Α.Α.). 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1 ης τάξης για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της 
ΣΔ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με αυτή 
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα 
με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και με 
τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων εργασιών του έργου και υπό τους 
όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985, Κατη¬ 
γορίες εργασιών του έργου με ποσοστό 10% του προ¬ 
ϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), 
εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον 
προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με τις προϋ- 
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ποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1484/1984, όπως 
ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλει¬ 
στικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν 
από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές συμμετο¬ 
χής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολο¬ 
γισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, ήτοι 
7.333,00 Ευρώ, που θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα 
Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Εφόσον ο προσφέρων / δι- 
αγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων, οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών 
της κοινοπραξίας. Οι εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς 
χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για 
διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, από την 
ημερομηνία δημοπράτησης. (Αρθρο 23 του π.δ. 609/1985 
όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή - 
Φορέας Κατασκευής τουΈργου - Προϊστάμενη Αρχή είναι 
η Δημοτική ΕπιχείρησηΎδρευσης Αποχέτευσης Αμπελώνα 
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) με έδρα τον Αμπελώνα Ν. Λάρισας, στην οδό 
Δημητρίου Γκόλτσιου, αρ. 1, ταχ. κωδ. 404 00, τηλ. 24920- 
33200, ίαχ 24920-33201, όπου οι διαγωνιζόμενοι θα απευ¬ 
θύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 
ένδικα μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν κατά το στάδιο 
της δημοπράτησης. 

Το ποσοστό της έκπτωσης πέραν του οποίου ο ανάδο- 
χος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει συμπληρωματική 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του άρθρου 4 του ν.3263/2004, έχει καθορισθεί με την υπ’ 
αριθμ. Δ17α/03/101/ΦΝ 437/18.10.2004 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημοσίωνΈργων για 
την κατηγορία υδραυλικών σε 12%. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμ¬ 
ματος «ΘΗΣΕΑΣ» με συνολική εγκεκριμένη πίστωση έντα¬ 
ξης ποσού 375.000.00 € και εγκεκριμένη πίστωση έτους 
2005 ποσού 75.000,00 € και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 
2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατί¬ 
θενται δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής 
των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του 
διαγωνισμού), από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α,Α. με την κα¬ 
ταβολή τριάντα (30,00) ευρώ από όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λάβουν γνώση και των υπόλοιπων στοιχείων 
(μελετών, ερευνών κ.λπ.) κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ- 
δρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προηγου¬ 
μένως έχουν εμβάσει στη Δ.Ε.Υ.Α.Α., πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., η Δ.Ε.Υ.Α.Α. παραδίδει 
στις εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις 


δύο περιπτώσεις η Δ.Ε.Υ.Α.Α. δε φέρει καμία ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει 
το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να αποκλείεται η 
μερική επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού από 
οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση λάθους η παράλειψης 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.3263/2004. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη 
γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών δη¬ 
μοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δημοσίων 
Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει πλήρως 
τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνι¬ 
σμό, για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Αμπελώνας, 22 Νοεμβρίου 2005 
Ο Πρόεδρος 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ 
Αριθμ. 7371 

Ο Δήμαρχος Οιτύλου διακηρύσσει ότι στις 5 του μήνα 
Δεκέμβρη του έτους 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 
π.μ. (ώρα λήξης προσφορών) θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδο¬ 
τικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με σύ¬ 
στημα της ενιαίας έκπτωσης επί τοις εκατό του τιμολογίου 
της εγκεκριμένης μελέτης (άρθρο 4 παρ. 4α ν. 1418/1994 
και άρθρο 6 του π.δ. 609/1985) για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων 
και πλατειών Διρού» προϋπολογισμού δημοπρατούμενων 
εργασιών 385.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του 
ν. 3263/2004, του ν. 1418/1994 και των εκτελεστικών του 
π.δ/των (472/1985, 609/1985,171/1987), των ν. 2940/2001, του 
ν. 2229/1994 και των συναφών υπουργικών αποφάσεων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, όπως ισχύουν. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Οιτύλου. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί των δημο¬ 
πρατούμενων εργασιών της μελέτης, δηλ. το ποσό των 
7.700.00 €. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Ελληνικές εργολαβικές Κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ, τάξης και 1ης, 
2ης και 3ης κατηγορίας για έργα οικοδομικά και Α1, Α2 και 
1ης για έργα Η/Μ, προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις 1ης, 2ης και 3ης για έργα οικοδομικά, 
και Α1, Α2 και 1ης για έργα Η/Μ του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

3. Εργολαβικές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Εμρωπαϊκού Οικο- 
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νομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη¬ 
πτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια 
ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Οιτύ- 
λου στην Αρεόπολη. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του 
ν. 3263/2004 απαιτούνται πρόσθετες Εγγυήσεις Καλής 
εκτέλεσης όταν το όριο της έκπτωσης υπερβαίνει το 12% 
(δώδεκα τοις εκατό). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ και 
ίδιους πόρους. 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. και του 
Δήμου Οιτύλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αρεόπολη, 22 Νοεμβρίου 2005 
Ο Δήμαρχος 
Ο Αντιδήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ 
-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
Αριθμ. 20907 

Ο Δήμαρχος Κερκυραίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές προσφορές, συμπλήρω¬ 
ση τιμολογίου και αξιολόγησης. Για προμήθεια φορτηγού 
αυτοκίνητοι για το συνεργείο σχολικών κτιρίων. 

Προϋπολογισμός του διαγωνισμού είναι τριάντα πέντε 
χιλιάδας ευρώ (€ 35.000,00) συμπεριλαμβανομένου και 
του Φ.ΠΑ, η δε πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον οικο¬ 
νομικό προϋπολογισμού του Δήμου Κερκυραίων για το 
οικονομικό έτος 2005. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο 
ποσό των 1.750,00 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο, πλατεία 
Μιχαήλ Θεοτόκη, την 20 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ., ενώπιον της αρμόδιας επι¬ 
τροπής. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα 
πρεπει να καταθέσουν τις προσφορές την ημέρα διεξα¬ 
γωγής του διαγωνισμού στην αρμόδια επιτροπή διενέρ¬ 
γειας ή ακόμα να τις αποστείλουν μέχρι και την 19.12.2005 
(προηγούμενη εργάσιμη ημερομηνία της διεξαγωγής του 
διαγωνισμού) και ώρα 14.00 μ.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλ¬ 
λου (Σολωμού 11 - Σπηλιά τηλ. 2661037024. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό 
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες στα γραφεία Προμηθειών και στη 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερκυραίων στα 

τηλέφωνα 26610-42601 26610-4260. 26610 39428 ή μέσο 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ίηίο@οοΓίυ.9Γ. 

Επίσης παραλαβή αντιγράφου διακήρυξης και τεύχους 
τεχνικών προδιαγραφών μπορούν να παραλάβουν από 
το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κερκυραίων ή από 
το Δημοτικό ιστόχωρο νννννν.οοιίυ.ςιι·. 

Κέρκυρα, 22 Νοεμβρίου 2005 
Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
Αριθμ. 9966 

1. Ο Δήμαρχος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, προκη¬ 
ρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ανοικτή διαδικασία, με 


το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδο- 
ποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερόμενων επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (βλ. 
άρθρο 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985) για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία Κέ¬ 
ντρο» Ενημέρωσης στην Καστάνιτσα». 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
(137.200,00) € και η προσφορά που θα υποβληθεί θα αφο¬ 
ρά το σύνολο του έργου. 

Στον προϋπολογισμό αυτό περιλαμβάνονται απρόβλε¬ 
πτα ύψους (14.841,45) € ποσό για αναθεωρήσεις (1.509,66) € 
και Φ.Π.Α. (21.905.88) €. Ο προϋπολογισμός με (ΓΕ & ΟΕ και 
απρόβλεπτα) αφορά: α) Οικοδομικές εργασίες (77.835,48) 
€ β) Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (35.948.97) € 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο Δήμος Βόρειας 
Κυνουρίας του Ν. Αρκαδίας (Δ.Δ. Καστάνιτσας). 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/ 
1984 τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004, 
όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της 
περίληψης της διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό 
τύπο, καθώς και με τους όρους του τεύχους της αναλυ¬ 
τικής διακήρυξης. 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δή¬ 
μου Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 15.12.2005 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στις 15.12.2005 τότε θα διενεργηθεί στις 
22.12.2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το 
φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή Διαγωνι¬ 
σμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 44 
του ν. 1418/1984. Σε περίπτωση κοινοπραξίας κατατίθεται 
από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί είτε από κοινό 
εκπρόσωπο τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Απα¬ 
γορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων προσφε- 
ρόντων/διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που προέρχονται από κράτη 
- μέλη της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώ¬ 
σει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, 
μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους και ταχυδρο¬ 
μικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη 
για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο 
πρωτόκολλο της. 

Όσον αφορά την αποσφράγιση των οικονομικών προ¬ 
σφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικα¬ 
σία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

6. Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Περιβάλλον» του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.ΔΕ. και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Τ.Π.Α. 
και 25% από Εθνικούς Πόρους. 

7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

α) Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οι¬ 
κοδομικά και Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Ηλε- 
κτρομηχανολογικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε.. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
παραπάνω του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 
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γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα 
με το δημοπρατούμενο. 

δ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κ/Ξ στην ίδια κατηγορία) υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% 
της καλούμενης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών 
των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ. 
3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985. κατηγορία εργασιών 
με ποσοστό κάτω του 10 % του προϋπολογισμού του 
έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) εφόσον καλείται 
στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμέ¬ 
νων στην τάξη Α1 και άνω του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικά και στην τάξη Α1 και άνω του ΜΕΕΠ για έργα 
κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά, με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 42 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω Κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονω¬ 
μένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά 
τα λοιπά ισχύουν εφαρμόζονται οί ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή δημοσίων έργων. 

8. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη μορφή 
κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνο με 
την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα με το άρθρο 
35 του π.δ. 609/1985. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προ¬ 
σφοράς, πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο, 
εγγυητικές επιστολές ΤΣΜΕΔΕ ή Τ.Π. και Δ. ή αναγνωρι¬ 
σμένων Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα 
ή οποιοδήποτε άλλο Κράτος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο¬ 
ρίου, συνοδευόμενες από μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα ύψους (2.275.69) € οι οποίες θα απευθύνονται στο 
Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και θα παρέχονται όπως ορίζεται 
στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω 
εγγυητική εκτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος όχι μικρό¬ 
τερη των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία διαγωνισμού. 

10. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορί¬ 
ζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. 

11. Προθεσμία εκτέλεσης ίου έργου είναι εκατόν πενήντα 
(150) ημερολογιακές ημέρες. 

12. Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών χρη¬ 
ματοδοτικής και οικονομικής ικανότητας υφίσταται στις 
περιπτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό προϋ¬ 
πολογισμό ανώτερο της ανώτερο 4ης τάξης του ΜΕΕΠ 
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

13. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, δι¬ 
ατίθενται από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος 
(τηλ. 27550-22579). 


Τ α στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
από την Αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος Βόρειας 
Κυνουρίας) εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο (2) εργά¬ 
σιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών 
(χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και 
χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσι¬ 
μης ημέρας από την υποβολή αίτησης χορήγησης. Γ ια την 
παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν τη 
δαπάνη αναπαραγωγής τους με πραγματικά στοιχεία κό¬ 
στους, που ανέρχεται σε είκοσι (20) €. 

Το διπλότυπο είσπραξης του Δήμου αποτελεί αναπό¬ 
σπαστο δικαιολογητικό της προσφοράς. 

Επίσης μπορούν να λάβουν γνώση των υπολοίπων στοι¬ 
χείων και των υπαρχουσών μελετών κλπ. στα γραφεία του 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες 
και φροντίδα τους, κατόπιν αιτήσεώς τους. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα 
έντυπα θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας στο Αστρος, τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (τηλ. 27550-22579). 

Άστρος, 22 Νοεμβρίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ I. ΔΑΛΙΑΝΗΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
Αριθμ. 6055 

Ο Δήμαρχος Περάματος Νομού Ιωαννίνων, διακηρύσσει 
ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3263/2004, 
του ν. 1418/84, του ν. 2229/1994 και των εκτελεστικών των 
διαταγμάτων, και τους όρους της υπ’ αριθμ. 365/2005 
εγκεκριμένης μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλε¬ 
σης του έργου «Ανάπλαση - Ηλεκτροφωτισμός πλατείας 
Δ. Δ. Κρανούλας» προϋπ/σμού δαπάνης μαζί με το ΦΠΑ 
47.000,00 €, ήτοι: 

Αξία δημοπρατουμένων εργασιών Ευρώ 39.495,80 

Φ.Π.Α. 19% ευρώ 7.504,20 

Σύνολο δαπάνης ευρώ 47.000,00 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 12.12.2005, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00" π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) 
στο Δημαρχείο Περάματος, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν 
διεξαχθεί η δημοπρασία την παραπάνω ημερομηνία θα 
επαναληφθεί την 15.12.2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00" 
π.μ. (ώρα λήξης προσφορών). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: Κοινοπραξίες εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για Α1 
Τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα καθώς 
και Κ/Ξ εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ για Α1 Τάξης και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ ή 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται το 
ποσό των επτακοσίων ενενήντα (790,00) €, ποσοστό 2% 
του προϋπ/σμού των δημοπρατουμένων εργασιών, απευ¬ 
θυνόμενη στο Δήμο Περάματος. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη δημο¬ 
πράτησης θα διατίθενται από την γραμματεία του Δήμου 
Περάματος - οδός Σπηλαίου 19 Πέραμα - τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες ( πληροφορίες Δήμητρα Κούσκου τηλ. 
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26510 81440- 86202) δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα 
υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η 
ημέρα της δημοπρασίας). 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα 
καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρ¬ 
χεται στο ποσό των δέκα (10,00) Ευρώ. 

Η δαπάνη για την εκτέλεση του έργου θα καλυφθεί από 
πιστώσεις του Δήμου (ΣΑΤΑ 2005). 

Πέραμα, 22 Νοεμβρίου 2005 
Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Αριθμ. 16611 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 84 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ 

τηλ.: 28310 88334 ΤΕΙΕΡΑΧ: 28310 88313. 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Μειοδοτικός διαγω¬ 
νισμός μεταξύ εργοληπτικών εταιριών που έχουν συστα- 
θεί σύμφωνα με τη Νομοθεσία του κράτους μέλους της 
Ε.Ε.. κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή κράτους που έχει υπογράψει τη Συμφωνία Δη¬ 
μοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, με το σύστημα προσφοράς, επί μέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών σε 
σχέση με το αντίστοιχο τιμολόγιο ποΟ περιέχει της τιμές 
της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4β του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, κατά την 
«ανοικτή δημοπρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 
του ν. 1418/1984 υπό τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004 και 
του π.δ. 609/1985 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν 
και ισχύουν σήμερα και της λοιπής ισχύουσας Ελληνικής 
Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα. 

3. Α) ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Πολεοδομική Ενότητα Μα- 
σταμπά - Καλλιθέας Πόλης Ρεθύμνου. 

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - 
ΜΑΣΤΑΜΠΑ (2005)». 

Γ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 781.399,04 € για δα¬ 
πάνη εργασιών και Γ.Ε. & Ε.Ο. και 117.209,86 € για απρό¬ 
βλεπτες δαπάνες. Η Συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 
μελέτης, συμπεριλαμβανομένων της Αναθεώρησης και 
του ΦΠΑ ανέρχεται στο ύψος των 1.100.000 €. 

4. Α) ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των 
προσφορών στην επιτροπή του διαγωνισμού, ορίζεται η 
12.12.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. (λήξη κατάθε¬ 
σης προσφορών) (Η κατάθεση, παραλαβή και εξέταση των 
προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού αυθη¬ 
μερόν, σε δημόσια Συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο). 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία στις 12.12.2005 τότε θα διεξαχθεί την 15.12.2005 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη κατάθεσης προ¬ 
σφορών). 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίδονται μέχρι 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη δημοπρασία από την 
Τ.Υ. του Δήμου Ρεθύμνου κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες (αρμόδιος υπάλληλος Μαρκουλάκη Μαριάννα). 

5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα 
κατατεθεί από κάθε συναγωνιζόμενο εγγύηση συντεταγ¬ 


μένη στην Ελληνική ποσού 17.973 € (2%) η οποία να έχει 
εκδοθεί από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες 
μέλη της Ε.Ε., το ΤΣΜΕΔΕ κλπ. Η εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Ρεθύμνου και θα είναι χωρίς 
χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα πρέπει να ισχύει το λι¬ 
γότερο για διάστημα 90 ημερολογιακών ημερών. 

6. προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε δεκαοκτώ (18) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπο¬ 
γραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές 
τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται ειδικό¬ 
τερα στην Ε.Σ.Υ. 

7. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πόρους του Δήμου και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα 
αυτά. 

8. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ: Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου καταστεί κοινο¬ 
πραξία, δεν υπάρχει απαίτηση αυτή να λάβει κάποια ειδική 
νομική μορφή. Αρκεί ο ορισμός κοινού εκπροσώπου με 
συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 17 και το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

9. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: Μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της ΕυρωπάίκήςΈνω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την 
2η τάξη του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της ΕυρωπάίκήςΈνω- 
σης ή τσυ Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα 
με το δημοπρατούμενο. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

ε. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κα¬ 
τασκευή Δημοσίων Έργων. 

10. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Ο προσφέρων 
δεσμεύεται από την προσφορά του για διάστημα εξήντα 
(60) ημερών μετά την ημερομηνία επίδοσης της προσφο¬ 
ράς (ημερομηνία δημοπρασίας). 

Ρέθυμνο, 22 Νοεμβρίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ζ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ 

Ο Δήμαρχος Αλκρείρας προκηρύσσεται ανοικτός δημό¬ 
σιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφο- 
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ρές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ. 
Δ. ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ ευρώ 
570.000,00 από πιστώσεις ΠΕΠ-ΕΓΤΠΕΠ-Π. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης (άρθρο 7 π.δ. 609/1985). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 12.12.2005 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα 
του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 15.12.2005 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις-κοινοπρα- 
ξιες εργοληπτικών επιχειρήσεων ΔΕ 1ης τάξης και άνω 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου έχουν εφαρ¬ 
μογή οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/2004, π.δ. 609/1985, 
π.δ. 410/1995, π.δ. 171/1987 όπως ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των ευρώ 1.440,00. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 12%, 
κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρε- 
ούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με χα οριζόμενα στην παράγραφο 
2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι δέκα (10) μήνες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τεύχη δημοπρά- 
τησης, διατίθενται από τα γραφεία του Φορέα τουλά¬ 
χιστον δύο εργάσιμες ημέρες πρίν την ημέρα υποβολής 
των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του 
διαγωνισμού) και χορηγούνται το αργότερο εντός της 
επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτη¬ 
σης χορήγησης. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 262031330 
αρμόδιος Γιαννακοπούλου Δ.) και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ηλείας τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Καλλιθέα, 22 Νοεμβρίου 2005 
Ο Δήμαρχος 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΛΓΑΣ 
-♦- 

( 12 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ανακοινώνει την 
μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού 
της αριθ. 28/05 διακήρυξης από την 30.11.2005 λόγω τρο¬ 
ποποίησης των όρων αυτής. 

Η ημερομηνία της νέας διενέργειας θα ανακοινωθεί με 
νεότερη ανακοίνωση του ΥΕΝ. 

Η Τμηματάρχης 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(13) 

Β' ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

Αριθ. Διακ. 30/05(7) 

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΝ.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» διενεργεί 
Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια Νωπών 
Κοτόπουλων με αριθμό διακήρυξης 30/05(7) με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, Προϋπολογισμού ; 
103.550,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Γλώσσα Ελληνική 

Η προσφορά θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο ο οποίος 
θα περιέχει χωριστά σφραγισμένους φακέλους της τεχνικής 
και οικονομικής προσφοράς και των δικαιολογητικών. 


Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού την 28.12.2005 ημέρα Τετάρτη, 
μέχρι τις 12:00 μ.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου Τ όροφο 
του κτιρίου Διοίκησης, οδός Μεσογείων 154. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό 
τύπο την 24 και 25.11.2005. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στην Εφημε¬ 
ρίδα της Κυβέρνησης στις 25.11.2005. 

Τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και πληροφο¬ 
ρίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 14:00. 

Ο Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΓΟΣ 
-♦- 

(14) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθμ. ΔΤΥ 15441 

Η ΔΤΥ Ν.Δ. Ροδόπης, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό δι¬ 
αγωνισμό μεταξύ ειδικευμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α του ν. 418/1984, ΦΕΚ 23Α/29.2.1984, με 
ανοικτή δημοπρασία, άρθρο 4 παρ. 2 εδ. α του ν. 1418/1984, 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον ν. 2229/ 
1994 και του ν. 2940/2001 και σύστημα υποβολής προσφορών 
το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 609/1985 και άρθρο 4 παρ. 4 
του ν. 1418/1984 και του ν. 3263/2004, των εγκυκλίων 27/1998, 
22/2001,36/2001,37/2001, για την ανάδειξη αναδόχου που θα 
εκτελέσει το έργο: 

«Βελτίωση ασφαλτοστρωμένων οδών - αποκατάσταση 
φθορών 2005». 

Προϋπ. 500.000,00 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 
2005 και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφο¬ 
ρών), μπροστά σε επιτροπή που θα συστήσει η Νομαρχία 
Ροδόπης, στα γραφεία της ΔΤΥΝΔ Ροδόπης, στο Διοικη¬ 
τήριο, οδός Δημοκρατίας 1, 3ος όροφος. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμ¬ 
ματος ΚΑΠ έτους 2005 και βαρύνεται με όλες τις νόμιμες 
κρατήσεις. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Ελληνικό μητρώο 
ΜΕΕΠ, στην 1η τάξη και άνω για έργα Οδοποιίας. 

Γ ια την συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγύηση 
2% του προϋπολογισμού, δηλαδή ποσού 8.372,00 Ευρώ, 
που πρέπει να απευθύνεται στη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών 
Ν.Δ. Ροδόπης. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η δημοπρασία την 
παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, αυτή θα πραγμα¬ 
τοποιηθεί την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2005 και ώρα 10:00 
π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή τευχών, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη ΔΤΥ Ν.Δ. Ροδόπης. 

Κομοτηνή, 17 Νοεμβρίου 2005 
Ο Νομάρχης 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 8332 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης Αιτωλ/νίας διακηρύσσει ότι θα γίνει δημοπρα¬ 
σία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 
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«Καθαίρεση και ανακατασκευή στέγης στο Δικαστικό 
Μέγαρο». 

Προϋπολογισμού : 222.000 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 

Σύστημα υποβολής προσφορών: «ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΙΜΩΝ, ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΟΜΑΛΟ- 
ΤΗΤΑΣ». 

Η δημοπρασία, θα γίνει ομόφωνα με τις διατάξεις: 

Α) Του ν. 1418/1984 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συ¬ 
ναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α'/84) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τοας Νόμους : 

• ν. 2052/1992 άρθρς 6 και 20 (ΦΕΚ Α' 94/5.6.992) 

• ν. 2229/1994 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α'/13.8.1994) 

• ν. 2338/1995 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α' 202/14.9.1995) 

• ν. 2372/1996 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α' 29/28.2.1996) 

• ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α' 180/6.8.2001} 

• ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31.12.2003) 

• ν. 3263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/28.9.2004) 

• ν. 3316/2005 (ΦΕΚ. 42Α/22.2.2005) 

Β) Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α'/95) 
άρθρο 11 ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α' /96) ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 
228 Α'/1997) και π.δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66 Α'/96), όπως ισχύουν 
μετά το ν. 3310/2005. 

Γ) Του ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86) και 

• Το άρθρο 27 του ν. 2166/93 για κράτηση 6%ο στο 
ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993) 

• ν. 2362/1995 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α'/1995) 

• ν. 2522/1997 - Δικαστική προστασία κατά το προσυμ- 
βατικό στάδιο (ΦΕΚ Α' 178/97). 

• ν. 3021/2002 (ΦΕΚ Α 143/19.6.2002) 

• Το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (προσυμβατικός έλεγχος) 
(ΦΕΚ 199 Α'/28.9.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά 
τους ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242Α/11.10.2002), ν. 3090/2002 (ΦΕΚ 
329Α/24.12.2002) και ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30Α/14.2.2005). 

Δ) Του π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α'/85) - Κατασκευή, Δη¬ 
μοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και| συμπληρώθηκε 
ιδίως με τα: 

• π.δ. 286/1994, ΦΕΚ ' 148/94) 

• π.δ. 368/1994 άρθρα 5, 6, 7, 8, 9 και 11 (ΦΕΚ Α'201//94) 

• π.δ. 210/1997, (ΦΕΚ Α' 166/1997) 

• π.δ. 285/1997, (ΦΕΚ Α' 207/1997) 

• π.δ. 218/1999 (ΦΕΚ 187 Α' /16.9.1999). 

Ε) Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 
αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη 
(Νόμος, Διάταγμα, απόφαση κ.λπ.) που διέπει την εκτέλ- 
ση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω: 

Θ) Της λοιπής συναφούς νομοθεσίας που ορίζεται στο 
στο άρθρο 28 του ν. 1418/1984. 

I) Του Αστικού Κώδικα και της λοιπής νομοθεσίας του 
Κράτους για θέματα που δεν ρυθμίζονται ανωτέρω και 
λοιπόν σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε. που ισχύουν κατά την ημερομηνία της δημοπρά- 
τησης του έργου και σύμφωνα με τη Διακήρυξη, που εγκρί- 
θηκε με την 8331/18.11.2005 απόφασή μας. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 15.12.2005 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη, επίδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας, στο Μεσολόγγι, οδός Κύπρου, 
από αρμόδια επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν διενεργη- 
θεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 
22.12.2005 ημέρα Πέμπτη. 


Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή Κ/ξίες αυτών, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, βάσει 
του ν. 2940/2001, με πτυχίο Α2 τάξης και άνω για έργα ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ και πτυχίο Α1 τάξης και άνω για έργα Η/Μ, με 
τις προϋποθέσεις και περιορισμούς των διατάξεων «περί 
συμμετοχής σε δημοπρασίες» που ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 3.661 ευρώ δηλαδή 2% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) και θα απευθύνεται στον κύριο του έργου που στην 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετο¬ 
χής, διεξαγωγής της δημοπρασίας κ.λπ., ως και τεύχη για 
σύνταξη προσφοράς, μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι, από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας, όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν την δημοπρα¬ 
σία. Τηλ.: 26310 - 59651. 

Ι.Π. Μεσολογίου, 18 Νοεμβρίου 2005 
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν.Α. Αιτωλ/νίας 
ΣΠ. ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ 

-♦- 

( 16 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας προκηρύσσει 
ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης όπως ορί¬ 
ζεται στο άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και Ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», τα εκτελεστικά του διατάγματα και 
τον ν. 3263/2004 , όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερο¬ 
μηνία αποστολής της Διακήρυξης για δημοσίευση στον 
Ελληνικό τύπο, καθώς και τους όρους του τεύχους της 
αναλυτικής Διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική 
οδοποιία στο ΣΑΑΚ Γιαννιτσών» Προϋπολογισμού 330.000 
ευρώ (με το ΦΠΑ) 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 15.12.2005 ημέρα Πέμπτη, και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία 
της Δ.Τ.Υ. ΝΑ Πέλλας (Έδεσσα Διοικητήριο 4ος όροφος) 
ή σε περίπτωση μη διενέργειας της κατά την παραπάνω 
ημερομηνία θα γίνει την 19.12.2005 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 , 1η και 2η τάξη ανεξαρτήτως νομού 
έδρας και στην 3η τάξη με έδρα εντός νομού, για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράφει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργο παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και 
ποσοτική άποψη. 
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Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπά¬ 
νω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην Ιδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% 
της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονω¬ 
μένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Κατά το λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, και την υποβολή 
της προσφοράς, πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγω- 
νιζόμενο, εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο 
κράτος της ΕΈ, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, συνοδευόμε- 
νες αττό μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα ύψους 
3.345,00 € νν οποίες θα απευθύνονται στην Δ.Τ.Υ, ΝΑ Πέλ¬ 
λας, ή στην ΝΑ Πέλλας. Η ως άνω εγγυητική επιστολή 
θα έχει προθεσμία ισχύος ενενήντα (90) ημέρες από την 
ημέρα του διαγωνισμού. 

1. Κλειστό φάκελο με τα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις 
που προβλέπει η αναλυτική διακήρυξη και οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή στις δημοπρασίες των δη¬ 
μοσίων έργων, στον οποίο θα περιέχονται κατά τον νόμο, 
προβλεπόμενα μηχανόσημα. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. με αριθμό εγ¬ 
γραφής 2005 ΝΑ 03730005 της ΣΑΝΑ 037/3, είναι ενταγμέ- 
νο στο μέτρο 4.4« Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής 
που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας» του ΠΈΠ. 
Κεντρ. Μακεδονίας με την υπ’ αριθμ. 5824 /1.6.2005 από¬ 
φαση ένταξης και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το 
ΕΓΤΠΕ-Π και 25% από Εθνικούς Πόρους. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι το Τμήμα Εγ- 
γειοβελτιωτικώνΈργων,Έργων Οδοποιίας, Μηχ/κού Εξο¬ 
πλισμού και Συντ/σης της Δ.Τ.Υ. ΝΑ Πέλλας. 

Προϊσταμένη αρχή του έργου είναι η Δ.Τ.Υ. της ΝΑ Πέλ¬ 
λας και η Νομαρχιακή Επιτροπή της ΝΑ Πέλλας σύμφωνα 
με το π.δ. 186/1996. 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της 
ΔΤΥ ΝΑ Πέλλας όλες τις εργάσιμες ημέρες. Τα έντυ¬ 
πα προσφοράς και τα υπόλοιπα τεύχη θα διατίθενται 
αττό την υπηρεσία αντί του ποσού των 25 € μέχρι και 
12.12.2005. 

Έδεσσα, 18 Νοεμβρίου 2005 
Ο Αντινομάρχης 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΡΜΟΥΖΗΣ 

-♦- 

(17) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Αριθμ. 19650 

Ανακοινώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών διενεργεί 
δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού 
[α. έπιπλα, β. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, γ. επιστημονικά 
όργανα, δ. λογισμικό και ε. λοιπός εξοπλισμός (φωτοα¬ 
ντιγραφικά μηχανήματα, εποπτικά μέσα)] με κριτήριο τη 
συμφερότερη προσφορά και με αριθμό διακήρυξης 14/05 
στα πλαίσια του έργου «Εξοπλισμός για υποστήριξη πρά¬ 


ξεων ΕΚΤ Νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πατρών -ΕΤΠΑ». 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά & νομικά πρόσωπα 
έλληνες και αλλοδαποί. 

Προϋπολογισμός : 197.000 ευρώ συμπ. του Φ.Π.Α. (Συγ- 
χρηματοδότηση ΕΈ.-Ευρωτταϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 75% και Εθνική συμμετοχή 25%). 

Τόπος παράδοσης: Πανεπιστημιούπολη - Ρίο 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 12 Ιανου¬ 
άριου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π. μ. 

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού : 12 
Ιανουάριου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π. μ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό 
Τύπο : 22 -25.11.2005. 

Πληροφορίες και παραλαβή της διακήρυξης όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Πανεπιστη- 
μιούπολης, Τμήμα Προμηθειών, Α' κτίριο, 2ος όροφος, τηλ. 
2610/969.023, 969.024, 969.066. 

Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2005 
Η Αντιπρύτανης 
ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΟΥΛΗ ΝΤΕΜΟΥΣΗ 

-♦- 

(18) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 
Αριθμ. ΔΤΥ 15063 

Η ΔΤΥ ΝΔ. Ροδόπης, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό δι¬ 
αγωνισμό μεταξύ ειδικευμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α του ν. 1418/1984, ΦΕΚ 23Α/29.2.1984, με 
ανοικτή δημοπρασία, άρθρο 4 παρ. 2 εδ. α του ν. 1418/1984, 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον ν. 2229/ 
1994 και του ν. 2940/2001 και σύστημα υποβολής προσφορών 
το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 609/1985 και άρθρο 4 παρ. 4 
του ν. 1418/1984 και του ν. 3263/2004, των εγκυκλίων 27/1998, 
22/2001,36/2001,37/2001, για την ανάδειξη αναδόχου που θα 
εκτελέσει το έργο: 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙ¬ 
ΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΒΡΙΤΩΝ» 

Προϋπ. 61.000,00 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2005 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), 
μπροστά σε επιτροπή που θα συστήσει η Νομαρχία Ροδό¬ 
πης, στα γραφεία της ΔΤΥΝΔ Ροδόπης, στο Διοικητήριο, 
οδός Δημοκρατίας 1, 3ος όροφος. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμμα¬ 
τος Δημοσίων επενδύσεων (αριθ. εναρ. έργου Κ.Π. 00000030) 
και βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις που είναι εγγεγραμμένες στο Ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ, 
στην Α1 τάξη και άνω για έργα Οικοδομικά και Α1 τάξη για 
έργα Η/Μ (Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων). 

Γ ια την συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγύηση 
2% του προϋπολογισμού, δηλαδή ποσού 1.026,00 Ευρώ, 
που πρέπει να απευθύνεται στη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών 
Ν.Δ. Ροδόπης. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η δημοπρασία την 
παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, αυτή θα πραγμα¬ 
τοποιηθεί την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2005 και ώρα 10:00 
π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή τευχών, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη ΔΤΥ Ν.Δ. Ροδόπης. 

Κομοτηνή, 17 Νοεμβρίου 2005 
Ο Νομάρχης 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 
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(19) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 

Αριθμ. 3867 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Νέας Τίρυνθας Νικολάου Κων¬ 
σταντίνος 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την με ανοιχτή δημοπρασία επιλο¬ 
γή αναδόχου με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας 
και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 
και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του 
έργου «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης 
Δήμου Νέας Τίρυνθας». 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
446.250,00 € και η προσφορά που θα υποβληθεί θα αφο¬ 
ρά το σύνολο του έργου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του 
έργου ανέρχεται σε 446.250,00 € και αναλύεται σε Δαπάνη 
εργασιών 271.396,80 € 

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ): 48.851,42 € 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών 
και του κονδυλίου ΓΕ + ΟΕ): 48.037,23 € 

Αναθεώρηση: 1.000,00 € 

Απολογιστικά αναδόχου 5.714,55 € 

Φόρος προστιθέμενης Αξίας: 71.250,00 € 

Ο προϋπολογισμός (με ΓΕ & ΟΕ απρόβλεπτα, αναθεώ¬ 
ρηση και απολογιστικά) αφορά τις κατηγορίες εργασιών: 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΕΡΓΑ: 374.000,00 ΕΥΡΩ 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του δημο¬ 
τικού διαμερίσματος Αγίου Αδριανού και Νέου Ροεινού. 

4.0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004 όπως 
αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περί¬ 
ληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και 
τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. Κριτήριο 
για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο ν. 3263/2004 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δή¬ 
μου Νέας Τίρυνθας Νομού Αργολίδας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 15.12.2005, ημέρα 
Πέμπτη με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών την 
10.00 π.μ. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία στις 15.12.2005 τότε θα διενεργηθεί την 22.12.2005 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Οι ημεδαπής εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον 
φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή διαγωνι¬ 
σμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 44 του 
ν. 1418/1984, σε περίπτωση Κοινοπραξίας κατατίθεται από 
όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί είτε από κοινό εκπρό¬ 
σωπο τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Απαγορεύ¬ 
εται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων 
/ διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που προέρχονται από κράτη 
μέλη της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώ¬ 
σει την συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις 
μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά και ταχυδρομι¬ 
κά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη 
για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο 
πρωτόκολλο της. 


Όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προ¬ 
σφορών θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικα¬ 
σία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων επενδύσεων (Αριθμ. Εναρ. Εργου 
ΣΑΕΠ 026/3) και υπόκειται στις κρατήσεις: που προβλέ- 
πονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και τις κράτη 
σης 6%ο του αρθ. 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993. (ΦΕΚ 
137/Α/24.8.1993) Το έργο έχει ενταχθεί στο Κ.Π. Πελο- 
ποννήσου με την υπ’ αριθμ. 7280/16.9.2005 Απόφαση της 
Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 
συγχρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 2000 - 2006) με 75% από το ΕΤΠΑ και 25% 
από Εθνικούς πόρους. 

7. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
υπηρεσίας κάι έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (Αρθ. 4 παρ. 4β του ν. 
1418/1984 και αρθ. 7 του π.δ. 609/1985), δεν προβλέπεται 
η υποβολή εναλλακτικών προσφορών με βάση του αρθ. 
14 του π.δ. 609/1985 

8. Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στις: Τ Ν 2 η Ν 3 (για εντός νομού έδρας και σε 
έναν δεύτερο της επιλογής της), τάξεις για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις κα¬ 
λούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και 
ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεο)ν των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% 
της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985, Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην: Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ του ΜΕΕΠ με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονω¬ 
μένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 
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Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών αυτές για την υπογραφή του 
συμφωνητικού θα πρέπει να περιληφθούν με την μορφή 
κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα 
με την Ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα με το αρθ. 
35 του π.δ. 609/1985. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προ¬ 
ϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 
ήτοι στο ποσό των επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα 
(7.480,00) ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται 
είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο 
φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε 
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα 
στοιχεία του διαγωνιζόμενου δηλαδή το ονοματεπώνυμο 
και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία 
του νομικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοι¬ 
νοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η 
εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση 
της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη 
υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χω¬ 
ρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδι¬ 
κότερα στις διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985 
και του άρθρου 4 του ν.3263/2004. 

Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσαοράς ορίζεται 
σε εξήντα (60) ημέρας από την ημερομηνία υποβολής 
της προσφοράς. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε (90) ενενήντα ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπο¬ 
γραφής της σύμβασης. 

Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών χρηματο¬ 
δοτικής και οικονομικής ικανότητας υφίσταται στις περι¬ 
πτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό προϋπολογισμό 
ανώτερο της 4 ης τάξης του ΜΕΕΠ. (Χωρίς Αναθεώρηση και 
ΦΠΑ). Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο αρθ. 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 
και 8 της αναλυτικής διακήρυξης διατίθενται από το Δη¬ 
μαρχείο Νέας Τίρυνθας Νομού Αργολίδας. Πληροφορίες, 
τηλ. 27520 36280, 27520 36170 και ΡΑΧ 27520 36135. Τα 
στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους από 
την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, εφόσον ζητηθούν 
τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υπο¬ 
βολής των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα 
του διαγωνισμού) και χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα 
γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπά¬ 
νες και φροντίδα τους. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα 
κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν 
κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβά¬ 
σεις μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 


ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, 
κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το 
διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 
2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής 
τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 
των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών με¬ 
ταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται καθημερινά στα 
γραφεία του Δήμου Νέας Τίρυνθας, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Νέα Τύρινθα, 22 Νοεμβρίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ 

Ο Δήμαρχος ΔΙΟΥ, Ν. Πιερίας προσκαλεί τους ενδιαφε¬ 
ρομένους σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 για 
την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ». 

Αριθμός μελέτης 160/2005 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 400.000,00 ευρώ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

(εργασίες 247.704,09 € + ΓΕ & ΟΕ 44.586,74 € = 292.290,83 
€ + Απρόβλεπτα 15% 43.843,82 € = 336.134,45 € + Αναθε¬ 
ώρηση 0,00 €+ Απολογιστικά 0,00 € = 336.134,45 + ΦΠΑ 
19% 63.865,55 € = 400.000,00 €) που θα διεξαχθεί σύμφωνα 
με τον ν.1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα, και το 
ν.3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης Διακήριξης για δημοσίευση στον 
Ελληνικό Τύπο και με τους όρους της διακήρυξης και κα- 
λεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες να υποβάλλουν 
προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
ως άνω έργου. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παράλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 12.12.2005, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την 12.12.2005 τότε θα διενεργηθεί την 22.12.2005 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ 
διεύθυνση Δ.Δ. ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ, Τ.Κ. 60 100, τηλ. 23510 
46050. 

Η επιλογή αναδόχου, θα γίνει με την «ανοικτή δημο¬ 
πρασία» της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του ν.1418/ 
1984 όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις του 
ν.3263/2004 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
του άρθρου 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 

Στο διαγωνισμό διακιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1 η - 2 η τάξη εντός Νομού για έργα ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
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Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟ.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρό¬ 
μοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοστική 
άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπά¬ 
νω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
κοινοτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της 
καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη 2Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 
16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονω¬ 
μένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.Κατά 
το λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμ¬ 
μετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Εργων. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 6.723,00 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές 
επιστολές απευθύνονται στο ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ και σε περίπτω¬ 
ση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της. 

Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα 
στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το ονοματεπώνυμο 
και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία 
του νομικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοι¬ 
νοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η 
εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση 
της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη 
υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, 
χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) ημέ¬ 
ρες από την σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα 
ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985 
και του άρθρου 4 του ν.3263/2004. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, 
αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90), ημε¬ 
ρολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης 
(άρθρο 113 παρ. 2 και 3 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κτηρίου 
του έργου, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση. 


Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμ¬ 
ματος «ΘΗΣΕΑΣ» και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 
(ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). 

Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επι¬ 
βαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. κοθορίζονται στο 
άρθρο 1 της Ε.Σ.Υ. ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης. (Η 
Διακήρυξη, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το Τιμο¬ 
λόγιο Μελέτης, η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ. 
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) Ο προϋπολογισμός Μελέτης, 
διατίθενται από τον Δήμο ΔΙΟΥ, οδός Δ.Δ. Κονταριώτισ- 
σας. Πληροφορίες: Στυλίδου Μαρία, τηλ. 23510 46063) 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από τα γρα¬ 
φεία του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ με την καταβολή 10,00 €. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων 
της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον Ανάδοχο 
και εισπράτονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής 
του έργου. 

Παρατηρήσεις 

και άνω και με τους περιορισμούς που ισχύουν για τα 
κατώτατα όρια των κατηγοριών 2 ης τάξης και άνω (Νομός 
- γειτονικός Νομός - εκτός Νομού). 

Κονταριώτισσα, 23 Νοεμβρίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 
-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Αριθμ. 4637 

Ο Νομάρχης Λακωνίας 

έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 1418/1984, το ν.2229/ 

1994, το π.δ. 609/1985 «Περί Κατασκευής Δημ. Εργων» όπως 
έχουν συμπληρωθεί μέχρι σήμερα, το άρθρο 13 του ν.2338/ 

1995, το π.δ. 286/1994, το ν. 2372/1996, το π.δ. 368/1994, το π.δ. 
402/1996, το π.δ. 210/1997, το π.δ. 285/1997, το π.δ. 334/2000, 
το π.δ. 346/1998, το ν. 2362/1995, το π.δ. 186/1996, το ν. 3263/ 
2004, το ν. 3274/2004, την εγκ. 23/19.10.2004, του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
την εγκ. 24/20.10.2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ, την εγκ. 25/22.10.2004 
του ΥΠΕΧΩΔΕ, την εγκ. 26/22.10.2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ, το 
39/18.7.2005 πρακτικό της Νομ/κής Επιτροπής Λακωνίας με 
το οποίο εγκρίθηκε η μελέτη - διακήρυξη και δημοπράτηση 
του κατωτέρω έργου και το υπ’ αρ. 67/22.11.2005 πρακτικό 
της 2ης Νομ/κής Επιτροπής Λακωνίας με το οποίο γίνεται 
ακύρωση των υπ’ αρ. 12/29.8.2005 πρακτικό της επιτροπής 
Διαγωνισμών έργων και 52/6.9.2005 πρακτικού της 2ης Νομ/ 
κής Επιτροπής λακωνίας ανακοινώνει ότι: 

Στις 12 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2005, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) 
εκτίθεται σε Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστη¬ 
μα προσφοράς ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (άρθρο 6 
του π.δ. 609/1985) το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΓΟΡΑΝΟΥΣ» ΠΡΟΥΠ. 
20 . 000,00 € 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γ ραφεία της Νομ/κης Αυτ/ 
σης Λακωνίας οδός Όθωνος Αμαλίας και Παλαιολόγου 
στη Σπάρτη. 

Δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται Εργοληπτικές Εγχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ ανάλογης δυναμικότητας για 
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έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ όπως ορίζεται στην οικεία διακήρυξη, 
καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομ/κά Μητρώα 
ανάλογης δυναμικότητας. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του Προϋπολογισμού, της 
Μελέτης. 

Φορέας του έργου είναι η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ν.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, στο όνομα της οποίας πρέπει να εκδοθεί 
η ως άνω Εγγυητική επιστολή. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Δ/νση Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών Ν.Α. Λακωνίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες μέχρι και δυο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής δημοπρασίας. 

Σπάρτη, 23 Νοεμβρίου 2005 
Ο Νομάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Αριθμ. 4636 

Ο Νομάρχης Λακωνίας έχοντας υπόψη τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984, το ν. 2229/1994, το π.δ. 609/1985 «Περί 
Κατασκευής Δημ. Εργων» όπως έχουν συμπληρωθεί μέχρι 
σήμερα, το άρθρο 13 του ν.2338/1995, το π.δ. 286/1994, το ν. 
2372/1996, το π.δ. 368/1994, το π.δ. 402/1996, το π.δ. 210/1997, 
το π.δ. 285/1997, το π.δ. 334/2000, το π.δ. 346/1998, το ν. 
2362/1995, το π.δ. 186/1996, το ν. 3263/2004, το ν. 3274/2004, 
την εγκ. 23/19.10.2004, του ΥΠΕΧΩΔΕ, την εγκ. 24/20.10.2004 
του ΥΠΕΧΩΔΕ, την εγκ. 25/22.10.2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ, την 
εγκ. 26/22.10.2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ, το 39/18.7.2005 πρακτικό 
της Νομ|κής Επιτροπής Λακωνίας με το οποίο εγκρίθηκε η 
μελέτη - διακήρυξη και δημοπράτηση του κατωτέρω έρ¬ 
γου και το υπ’ αρ. 67/ 22.11.2005 πρακτικό της 2ης Νομ/κής 
Επιτροπής Λακωνίας με το οποίο γίνεται ακύρωση των υπ’ 
αρ. 15/ 29.8.2005 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμών 
Έργων και 52/6.9.2005 πρακτικού της 2ης Νομαρχιακής 
Επιτροπής Λακωνίας ανακοινώνει ότι: 

Στις 12 του μηνάς Δεκεμβρίου του έτους 2005 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) 
εκτίθεται σε Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύ¬ 
στημα προσφοράς ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) το έργο 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΚΕΑ - ΦΟΙΝΙΚΙ» 

ΠΡΟΫΠ. 50.000,00 € 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία της Νομ/κης Αυτ/ 
σης Λακωνίας οδός Όθωνος Αμαλίας και Παλιολόγου στη 
Σπάρτη. 

Δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται Εργοληπτικές Επιχει- 
ρήρεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ ανάλογης δυναμικότητας για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ όπως ορίζεται στην οικεία διακήρυξη, 
καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομ/κά Μητρώα 
ανάλογης δυναμικότητας. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του Προϋπολογισμού της 
Μελέτης. 

Φορέας του έργου είναι η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ν.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ,στο όνομα της οποίας πρέπει να εκδοθεί 
η ως άνω εγγυητική επιστολή. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Δ/νση Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών Ν.Α. Λακωνίας κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, μέχρι και δυο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής δημοπρασίας. 

Σπάρτη, 23 Νοεμβρίου 2005 
Ο Νομάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 


(23) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Αριθμ. 4637 

Ο Νομάρχης Λακωνίας έχοντας υπόψη τις διατάσεις 
του ν.1418/1984, το ν. 2229/1994, το π.δ. 609/1985 «Περί 
κατασκευής Δημ.Έργων» όπως έχουν συμπληρωθεί μέχρι 
σήμερα, το άρθρο 13 του ν.2338/1995, το π.δ. 286/1994, 
το ν.2372/1996, το π.δ. 368/1994, το π.δ. 402/1996, το π.δ. 
210/1997, το π.δ. 334/2000, το π.δ. 346/1998, το ν. 2362/1995, 
το π.δ. 186/1996, το ν.3263/2004 το ν. 3274/2004, την εγκ. 
23/19.10.2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ, την εγκ. 28/22.10.2004 του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, το 39/18.7.2005 πρακτικό της Νομ/κής Επιτρο¬ 
πής Λακωνίας με το οποίο εγκρίθηκε η μελέτη - διακή¬ 
ρυξη και δημοπράτηση του κατωτέρω έργου και το υπ’ 
αρ. 67/22.11.2005 πρακτικό της 2ης Νομ/κής Επιτροπής 
Λακωνίας με το οποίο γίνεται ακύρωση των υπ’ αρ. 52/ 
6.9.2005 πρακτικού της 2ης Νομ/κής Επιτροπής Λακωνίας 
ανακοινώνει ότι: 

Στις 12 του μηνάς Δεκεμβρίου του έτους 2005 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) 
εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστη¬ 
μα προσφοράς ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (άρθρο 6 
του π.δ. 609/1985) το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΓΟΡΑΝΟΥΣ» 

Προϋπ. 20.000,00 € 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γ ραφεία της Νομ/κής Αυτ/ 
σης Λακωνίας, οδός Όθωνος Αμαλίας και Παλιολόγου 
στη Σπάρτη. 

Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ ανάλογης δυναμικότητας για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ όπως ορίζεται στην οικεία διακήρυξη, 
καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομ/κά Μητρώα 
ανάλογης δυναμικότητας. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού της 
Μελέτης. 

Φορέας του έργου είναι η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ν.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, στο όνομα της οποίας πρέπει να εκδοθεί 
η ως άνω εγγυητική επιστολή. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Δ/νση Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών Ν.Α. Λακωνίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες μέχρι και δυο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής δημοπρασίας. 

Σπάρτη, 23 Νοεμβρίου 2005 
Ο Νομάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦ/ΚΗΣ - ΠΑΙΔ/ΚΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 
Αριθμ. 377 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Βρεφονηπιακής - Παιδικής 
και Οικογενειακής Μέριμνας Τριανδρίας, προκηρύσσει 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για το έτος 
2005, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.724,24 
€ (με ΦΠΑ) 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στον 3° όροφο του Δη¬ 
μοτικού Καταστήματος Τριανδρίας, Δ/νση Ελευθερίας 24 
Τριανδρία, την 8 η Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10.00 π.μ. και 
ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 11.00 μ.μ. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Σε περίπτωση επανάληψης για οποιοδήποτε λόγο ο 
διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15 η Δεκεμβρίου, ημέρα Πέ¬ 
μπτη την ίδια ώρα χωρίς καμία ειδοποίηση. 

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε ποσό ίσο 
με 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης συμπεριλαμβανο¬ 
μένου ΦΠΑ και κατατείθεται με γραμμάτιο του Τ.Π. & Δ. ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Πληροφορίες επί των θεμάτων του διαγωνισμού καθώς 
και ένινπα προσφορών παρέχονται κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες στα γραφεία του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ., Μιαούλη 
2° Τριανδρία. 

Αρμόδια υπάλληλος: Διάκου Ε., Τηλ .2310 905093 
Τριανδρία, 22 Νοεμβρίου 2005 
Ο Πρόεδρος 
ΧΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦ/ΚΗΣ - ΠΑΙΔ/ΚΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 
Αριθμ. 376 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Βρεφονηπιακής - Παιδικής 
& Οικογενειακής Μέριμνας Τριανδρίας, προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
για την προμήθεια τροφίμων για το έτος 2006, συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 34.542,71 € (με ΦΠΑ) 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στον 3° όροφο του Δημοτικού 
Καταστήματος Τριανδρίας, Δ/νση Ελευθερίας 24 Τριαν¬ 
δρία την 8 η Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11:00 π.μ. και 
ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 12:00 μ.μ. 

Σε περίπτωση επανάληψης για οποιοδήποτε λόγο ο 
διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15 η Δεκεμβρίου, ημέρα Πέ¬ 
μπτη την ίδια ώρα χωρίς καμία ειδοποίηση. 

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε ποσό 
ίσο με 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης συμπεριλαμ¬ 
βανομένου ΦΠΑ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Τ.Π. & 
Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Πληροφορίες επί των θεμάτων του διαγωνισμού καθώς 
και έντυπα προσφορών παρέχονται κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες στα γραφεία του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ., Μιαούλη 
2 α Τριανδρία. 

Αρμόδια υπάλληλος: Λιάκου Ε., Τηλ. 2310 905093 
Τριανδρία, 22 Νοεμβρίου 2005 
Ο Πρόεδρος 
ΧΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθμ. 5481 

Ο Δήμαρχος Παπάγου. 

Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές και με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκ¬ 
πτωσης σε ακέραιες μονάδες ειτί τοις εκατό της εγκεκρι¬ 
μένης μελέτης, σύμφωνά με το άρθρο 6 του π.δ. 609/1985 
για την εκτέλεση του έργου: 

«Αντικατάσταση δαπέδου και λοιπές εργασίες βελτιώ- 
σεως κλειστού γυμναστηρίου οδού Ιωνίας» 

προϋπολογισμού 22.531,09 € συν Φ.Π.Α. 19%. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15 του μηνάς Δεκεμβρίου, 
ημέρα Πέμπτη στο Δημαρχείο Παπάγου (Αναστάσεως 90) 


με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10 π.μ. 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του 
ν. 3263/2004 και του ν. 1418/1984 όπως συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε με το ν. 2229/1994 και των εκτελεστικών 
του π.δ. 472/1985, 609/1985, 171/1987, του ν. 2576/1998 και 
των συναφών Υπουργικών αποφάσεων ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις με τις εξής προϋποθέσεις και στοιχεία 
κατηγοριών - τάξεων: 

α) εγγεγραμμένες στο μητρώο εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.ΓΔ.Ε του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

β) προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) προερχόμενες από ως ανωτέρω «β» κράτη στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη, 

δ) εργοληπτικών επιχειρήσεων της παραπάνω περί¬ 
πτωσης «α», σε οποιαδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Κάθε εργοληπτική ετπχείρηση θα συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή έργων. 

Η χρηματοδότηση είναι από έσοδα του Δήμου Παπάγου. 

Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου 
καθορίζεται ο χρόνος των (30) τριάντα ημερολογιακών 
ημερών. 

Επί ποινή αποκλεισμού η οικονομική προσφορά θα είναι 
στο έντυπο (αριθμημένο, σφραγισμένο) της υτηρεσίας. 

Η εγγύηση για τη συμμεκχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 
451,00 € (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να 
απευθύνεται προς τον Δήμο Παπάγου και να βεβαιώνεται 
με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη 
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία 
ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 30 ημερο¬ 
λογιακών ημερών. 

Τεύχη δημοπράτησης διατίθενται μέχρι και δύο (2) ημέ¬ 
ρες πριν την ημερομηνία της δημοπρασίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα τεύχη δημοπρά¬ 
τησης να απευθύνεστε στην Τεχνική Υπηρεσία, Αναστά¬ 
σεως 90, 2 ος όροφος ή στα τηλ. 210-6540700-6 

Παπάγου, 23 Νοεμβρίου 2005 
Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΥΔΗΣ 

-♦- 

(27) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΠΑΓΟΥ» 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί και 
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Παπάγου» προκηρύσσει 

Ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, 
για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών τροφίμων για το 
έτος 2006. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 13.12.2005 ημέρα Τρίτη στα 
γραφεία του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί Παπάγου», οδός Αναστάσεως 78, με ώρα έναρξης 
των προσφορών την 11.00 π.μ. και ώρα λήξης 12.30 π.μ. για 
τα παρακάτω είδη: 

1. Είδη παντωπολείου - Ιχθυοπωλείου, Προϋπολογισμέ¬ 
νης αξίας 8.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

2. Οπωροπωλείου, Προϋπολογιζόμενης αξίας 4.000,00 
ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

3. Αρτοποιείου - Ζαχαροπλαστικής, Προϋπολογιζόμενης 
αξίας 3.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

4. Είδη κρεοπωλείου, Προϋπολογιζόμενης αξίας 5.000,00 
ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές μπορούν να αφορούν όλα τα παραπάνω 
είση και τμηματικά. 

Ο διαγωνισμός προκηρύσσει στις ανώτερες λιανικές 
τιμές. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι 
ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό ή γεωργικό 
ή κτηνοτροφικό επάγγελμα στην Ελλάδα λη στην αλλο¬ 
δαπή. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πο¬ 
σοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 
χωρίς το Φ.Π.Α. και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα 
μήνα μετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 15.12.2005 
και ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 μ. από την αρμόδια τριμελή 
Επιτροπή που συγκροτήθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 10/ 

18.5.2005 του Δ.Σ. του Ν.Π. και μπορούν να παραβρίσκονται 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές. 

Για τους σχετικούς ειδικούς όρους οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λάβουν πληροφορίες στο γραφείο των Δη¬ 
μοτικών Παιδικών Σταθμών Παπάγου και στο τηλ. 210 
8533983 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.30 π.μ. 
έως 14.00 και έως την 15.12.2005 

Παπάγου, 23 Νοεμβρίου 2005 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ 

-♦- 

(28) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Αριθμ. 23450 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» επανα- 
προκηρύσσει, 

Δημόσιο ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, με τη μέθοδο 
της προσφοράς από τους προμηθευτές, τιμής ανά δια¬ 
γνωστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 2955/2001, 
συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης δύο εκατομμύρια 
εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 2.100.000), πλέον του αναλογού- 
ντος ΦΠΑ 19%, για την επιλογή αναδόχου του έργου 
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΠΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑ¬ 
ΦΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΜΩΝ (ΜΙΜ-ΤΙ-δϋΟΕ ΟΤ)». 

Το σύστημα της τομογραφίας θα εγκατασταθεί στο 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Βασ. 
Σοφίας 114,115 27, Αθήνα. 

Αναθέτουσα αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠ- 
ΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Διακήρυξη Φ.28/2003 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. 

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει με την κατάθε¬ 
ση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, μέχρι την 

20.1.2006 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ. Οι προσφορές 
αποστέλλονται ή προσκομίζονται και παραλαμβάνονται 
από το Γ ραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». 


Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημοσία την 

20.1.2006 και ώρα 11.30 π.μ. στο Γ ραφείο Προμηθειών του 
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ. 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία δημοσίευσης διακήρυξης στον Ελληνικό 
Τύπο την 26.11.2005 και ημερομηνία δημοσίευσης της δι¬ 
ακήρυξης στον Ευρωπαϊκό Τύπο την 24.11.2005. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τα έγ¬ 
γραφα του διαγωνισμού καθώς και Οϋ με την ψηφιακή 
τους μορφή από το Γ ραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Α. «ΙΠ- 
ΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». ΤΗΛ. 210 7776200, ΡΑΧ: 210 7788467, ηλεκτρ. 
δ/νση: 08ρυ1γηη3η39θΓ@ίιΙρροοΓ3ίΙο.9Γ 

Αθήνα, 24 Νοεμβίου 2005 
Ο Διοικητής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ X. ΒΑΝΔΩΡΟΣ 

-♦- 

(29) 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

1. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δανεί¬ 
ων) 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Ακίνητης Περι¬ 
ουσίας, Γ ραφείο Νο 502, Ακαδημίας 40 Αθήνα, Τ.Κ. 101 74, 
Τηλέφωνο 210 3694423, ΦΑΞ 210 3630110 

2. Διαγωνισμός: ανοικτής διαδικασίας με σύντμηση προ¬ 
θεσμίας. 

3. Είδος: Ανάδειξη αναδόχου για το έργο του καθορι¬ 
σμού των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. και 
Δανείων - Ακαδημίας αρ. 40 - του μισθωμένου κτιρίου 

- Ακαδημίας αρ. 42 - του Καταστήματος Πειραιά - Ακτής 
Πωσειδώνος αρ. 2 και του Αρχείου - Πατησίων αρ. 34. 

4. Τύπος σύμβασης μεταξύ Τ.Π. & Δανείων και αναδόχου 
θα καταρτισθεί γραπτή σύμβαση. 

5. Τόπος εργασιών καθαριότητας: Ακαδημίας αρ. 40, 
Ακαδημίας αρ. 42, Πατησίων αρ. 24. Κατάστημα Πειραιά 

- Ακτής Ποσειδώνος αρ. 2 

6. Υπηρεσία από την οποία μπορεί να ζητηθεί η διακή¬ 
ρυξη: Η υπογραφόμενη στο σημείο 1. 

7. Δ/νση στην οποία πρέπει να σταλούν οι προσφορές: 
Η αναγραφόμενη στο σημείο 1. 

8. Γλώσσα: Ελληνική. 

9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών: 12.12.2005, ώρα 11.00 π.μ. 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ακαδημίας 40, 
1ος όροφος αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου 

10. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής: θα καλύπτει το 5% 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης και θα απευθύνεται στο 
Τ.Π. & Δανείων. 

11. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο Ανάδοχος στον 
οποίο κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού: Φυ¬ 
σικό ή νομικό πρόσωπο. 

12. Χρόνος ισχύος των προσφορών: εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες. 

13. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος 
του διαγωνισμού: Συμφερότερη προσφορά 

14. Εναλλακτικές προσφορές: Όχι 

15. Λοιπές Πληροφορίες: στη διακήρυξη Νο 99550/ 
23.11.2005 

Τα έξοδα βαρύνουν το Τ.Π. & Δανείων 
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2005 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




